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CONTRATO No. MSJ/FISM-DF/467/015/2019 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO III.- FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y DE US DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 
2019. 

EJERCICIO: 2019 

MODALIDAD DE CONTRATACION: POR INVITACIDN 
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES 
CONTRATISTAS 

FECHA DE FALLO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
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OBRA: “AMPLIACIDN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE”, 

LOCALIDAD; SANTIAGO JAMILTEPEC MUNICIPIO: SANTIAGO JAMILTEPEC ESTADO: OAXACA 








PLAZO DE EJECUCION: 
55 DIAS NATURALES 


MONTO: $ 1,202,024.59 ( UN MILLDN DOSCIENTOS DOS ANTIClPO: 0.00% 

MIL VEINTICUATRO PESOS 59/100 M.N) INCLUYE EL $0.0 (CERO PESOS 00/100 M.N.II.VAINCLUIDO. 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 


Jamiltepec. 

Jnmihv7iAf‘ 


FECHA DE CONTRATO: 
14/SEPTIEMBRE/2019 


INICIO: 


DE 2019 


TERMINO: 


09 DE NOVIEMBRE DE 2(H5, 
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2019-2021 

Contrato de Obra Publica No. MSJ/FISM-DF/467/015/2019 


Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el Municipio 
de Santiago Jamiltepec, Distrito de Jamiltepec, Estado de Oaxaca, al que en este documento se le denominara 
“El Municipio” representado por los CC. CECILIA RIVAS MARQUEZ, ING. AURELIO l6PEZ SORIANO, en 


calidad de Presidenta Municipal, Smdico Municipal, respectivamente; y por la otra parte el 



SANCHEZ MORENO, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO de la empresa “PROYECTOS 
CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se lerM 


denominara “El Contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: 


Declaraciones 


I.- “El Municipio” declara: 


regiou«u 


a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autbnomo en su regimen interior y con libmc 
administracion de su Hacienda, investido de personalidad juridica propia en los terminos de la fraccion II y^fp^. 

IV del articulo 115 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la jomitteP^ 
Constitucion Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca, articulo 2 de la Ley Organica Municipal dejjito. ) 9 fnm€pet 
Estado de Oaxaca. - ■»«««-'»r? 

b) Que seriala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en Palacio Municipa 
S/N, Colonia Centro. 

c) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los terminos del articulo 43 fracciones 
y V, articulo 68 fraccion I, y Articulo 71 fraccidn I de la Ley Organica Municipal para el Estado de Oaxaca. 



d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso POR INVITACIOn RESTRINGIDA a ciiANnn 
MENOS TRES CONTRATISTAS. a la empresa “PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. 

C.V.” Representado por el C. ILLAIR SANCHEZ MORENO, de acuerdo al Acta de Fallo de fecha 12 dJ/IUNtetfAL 
Septiembre del 2019 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25 fraccion 11 de la Ley de Obra¥P'°’ ^ontiogo 
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecic' 



por el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 2019 


e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con los 
recursos asignados y disponibles en Ramo General 33, correspondiente al Fondo III.- FONDO-DE( 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FiSMDF), para el ejercicio 2019, segun oficio de 
Aprobacidn y Autorizacidn No. MSJ/467/FIII/016/2019 de fecha 16 de Agosto de 2019. 

II.- “El Contratista” declara; 


a) Que tiene capactdad juridica y tecnica para contratar sus servicios, a traves del C. ILLAIR SANCHEZ 


MORENO, de acuerdo al documento Notarial Volumen Nurnero 67 e Instrumento Numero 4199, levantada 
ante el Notario Publico No. 105 en la Villa de Zimatlan de Alvarez , Estado de Oaxaca, que el caracter con 
que se ostepta no le ha sido revocado ni restringido de manera alguna y que su representada tiene plena 
existencia y capacidad legal, identificandose con credencial de elector con fotografia con numero de folio 

nA(tnin^«97n<:Q . 



presiclencia@jamiltep)ectnunicipio.gob.mx / jamiltepecrnunicipio.gob.mx 
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C) 


d) 


e) 


GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 

Que tiene como actividad principal la realizacion de construcci6n de obras de urbanizacidn. 

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones tecnicas, 
economicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto del presente contrato. 

Como empresario y patrdn del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el 
unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legates y demas ordenamientos en 
materia de trabajo y seguro social. 

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciona 
del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural y el contenido de 
anexos del presente contrato, pianos, especificaciones constructivas, catalogo de conceptos, y progra 
calendarizado de ejecucion de los trabajos. 





g) 


Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supue 
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxi 


;f6IOUR(A 
.HACiEMOA 
'pfo. Sontfogo 

Que para los efectos del presente contrato senate como su domicilio para oir y recibir toda clase de JornUtepec, 

notificaciones, el ubicado en CALLE MARTIRES DE TACUBAYA, NUMERO EXTERIOR: 505, NUMERO 
INTERIOR: 8-1, COL.CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P.68000. Oa)^t9 • 20?J 


III. 

a) 

b) 


Ambas partes declaran: 

Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en derecho^ 
correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de la obra objeto de este contrato. 



Que conocen el alcance y el contenido de la modalidad de contratacion POR INVITACI6n RESTRINGIDA 
A CUANDO MEMOS TRES CONTRATISTAS. que se establecen en el articulo 25, fraccidn II de la Lav., -7^“ 
de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca oINulCATURA 

MUNICIPAL 

Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expres^f 
• conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad con \asj^^ 
siguientes: ' Vito ,, 

CLAUSULAS 

Primera: Objeto del contrato. 


c) 


“El Municipio” encomienda al contratista la realizacion de la obra: "AMPLIACI6n DEL SISTEMA DE AGUn 
potable , ubicada en la localidad de Santiago Jamiltepec, Municipio Santiago Jamiltepec, la obra consiste 
en; LIMPIA TRAZO Y NIVELACI6N DEL TERRENO, EXCAVACIQN POR MEDIOS MECANICOS CON 
MATERIAL TIPO “B”, SUMINISTRO E INSTALAC|6n DE TUBERIA HIDRAULICO DE RD-26, DE 
DIFERENTES DIAMETROS, TOMAS DOMICILIARIAS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA y este se oblige 
a ejecutar los trabajos hasta so total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos 
ordenamientos, nohnas y anexos serialados en este contrato asi, como las disposiciones en materia de 
construccion vigentes en el ambito federal, estatal y municipal, los proyectos, pianos,^ especificaciones 
programas y presupuestos correspondientes y en general el expediente tecnico autorizado, que como anexos 
forman parte tetegrante de este contrato. 




IfJNSClPAL 

CONSTRUIMOS EL DESARg^ll® 

Palacio Mun«<^ipa(t §/i^ Santiago Jamiltepec. Oaxaca C.R 71700 Tel:T954}®J^jB§ 

presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx / jamiltepecmunicipio.gob.mx 
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Segunda; Monto del contrato. 


El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 1, 202,024.59 (UN MILLON DOSCIENTOS DOS IWILv***®*^ 
VEINTICUATRO PESOS 59/100 M.N)I.V.AINCLUIDO, integrado con las siguientes aportaciones:.. 


FONDO 


FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL (FISMDF) 2019. 


TOTAL 


SUBTOTAL 


$1,036,228.09 


$1,036,228.09 


IVA 


$165,796.50 


$165,796.50 


TOTAL 


$1,202,024.' 

REbtOURiA 
DE hacienda 

Samiago 


-Mpi 


Tercera: Plazo de ejecucion. 


$1,202,024^^ 

Oax. • 707 ' 



“El Contratista” se oblige a ejecutar la obra en un plazo de 55 dias naturales debiendo iniciar la obra objeto 
del presente contrato el dia 16 de Septiembre del 2019 y terminarla a m^s tardar el dfa 09 de Noviembre de^l” ■ 

2019, de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El Contratista’’. ^ 

Para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causes imprevistas que lo retrasen, no imputables a cr, 

Contratista” 6 a “El Municipio” de comun acuerdo procedera la autorizacion de una prorroga previa solicitud 
por escrito de “Ei Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”. _ . 

SINDICATURA 

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. municipal 

Mpio . San t ia go 

“Ei Municipio” se oblige a poner a disposicibn de “El Contratista”, el o los inmuebles en que ban de llevarse^^®"’'^*?^^' 
cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictamenes, licencias, permisos y dem^^Vl^T^j^f! 
autorizaciones que seen responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para la realizacion de la 


Quinta: Anticipos ' 

El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto de anticipo es por la cantidad de $0.0 (CERO PESOS 
00/100 M. N.) I.V.A INCLUIDO, que representan (0.00%) del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” 
se obliga a utilizarlos exclusivamente para la ejecucibn de dicha obra y debera expedir el comprobante 
correspondiente, integrado con las siguientes aportaciones: 


m 



Jo ' 

lUHTipS CONSTRUIMOS EL DESARRO 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 71700 Tel: (954) 58 2 85 45 
presidencia@jamiltepecnnunicipio.gob.mx / jamiltepecmunicipio.gob.mx 




Sanhogo 
^'niltepec, 

2019^2021 


2 82 30 


FONDO'tr 

SUBTOTAL 

IVA 

-- . ■ 

TOTAL 

FONDO DE APORTAaOM^ , PARA CT 

INFRAESTRUCTURA SOCJALrllOliaPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRfdRU&M^L DISTRITO 
FEDERAL (FISMDF) 20^^^ -1 ' 

$0.0 

$0.0 

O 

d 

TOTAL 

$0.0 

$0.0 

IPO 
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Los importes de los anticipos seran puestos a disposicion de “El Contratista” con antelacion a la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo 
el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garanti'a de los anticipos dentro 
plazo senalado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecidaM^^Jfc^ 
originalmente. 

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones proporcionales cor 
cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos efectivamente ejecutados se formulen (hasta un 30%) 
sobre el monto total de las mismas, debiendose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, par^£GiDURiA 
tales efectos “El Municipio” en su caso, efectuara la deduccion respectiva al fonnularse la ultima estimadonplg HACIENDA 
referenda. ' Mp/o. Sanlf«po 

jamiltepect 

Si “El Contratista” no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables o siO<M. Jomlltei^C, 
destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros conforme al procedimieitjix. X19 • /07( 
establecido en el Codigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto de prorroga de creditos fiscales y se 
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposicion de “El Municipio”. ^ 

Sexta: Forma de pago 

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de 
estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra terminada, previa verificacion de la 
obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas ejecutado conforme SINDICATURA 
expediente tecnico autorizado en un periodo no mayor de treinta dias, las que ser^n presentadas por “Eif^UNICIPAL 
Contratista” a “El Municipio” acompahadas de la documentacidn que acredite la procedencia de su pago/^p/o. Santiago 
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley janailtepoc, 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca 

Oi 

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el termino antes senalado, se incorporaran a las siguientes 
estimaciones para que “El Municipio” inicie su tr^mite de pago. 

En el supuesto de que existan diferencias t^icas o numericas, que no puedan ser autorizadas en un plazo de 
tres dias naturales, estas se resolver^n e incorporaran en la siguiente estimacion. 

“El Municipio” cubrir^ a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 
veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” segun el 
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al realizar el 
pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones: 



fam/ltepeC) 

202i 




1. Amortizacipn proporcional del anticipo (hasta un 30%). 

2. Se retendfd el 5 al miliar (0.5%) al importe de la estimacion sin I.V.A. Por concepto de aportacion 
para el pago de vigilancia, inspeccion y control de los trabajos ejecutados por Ips contratistas 
conforme a lo establecido por el articulo 51 fraccion XVIII en relacion con el articulo 76 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Dicha deduccidn le sera retenida 
directamente por “El Municipio”, mediante la aplicacion de los mecanismos de pagos establecidos 
para la gestion de los recursos, mismos que seran captados y enterados vd las instancias 

spondientes.^ 

JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARRcki^^O^'f 

Pabcio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 71700 Tel: (954VS8/2-d& 45C _ 

. preskfencia@jamiltep)ecmunicipio.gob.mx/jamiltepecmunlcipioC^bb,w,rT7/ <tepec. 
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3. Se retendra el 3% sobre erogaciones al trabajo personal subcontratado segun el articulo 64 de la 
Ley Estatal de Hacienda 

4. Se retendra el 2.5 por servicio de supervision de acuerdo al art. 17 fraccion vi.- Las persona%^^R^«% 
ffsicas, morales o unidades economicas que celebren contratos de obra publica o servici$4®jWj||3[j^ 
relacionados con la misma, con dependencias y entidades de la administracion publica, y aquellJjlSSg^^ 
que se celebren con los Municipios donde la fuente de financiamiento provenga de recursos^^jp^ ‘ 
estatales autorizado en el programa de inversion, pagaran y causaran por el importe total de terinysiA 
contratacion, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado el dos punto cinco por ciento,*^^ JpicLn * 
los servicios de supervisidn. 

^ Mp/d. Santldf 0 



Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en exceso, 

los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del Estado^T'^iA. j 

Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de creditos fiscales y se computaran por dias * ^ 

naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion 

del municipio. 

Sdptima: Garantias 

“El Contratista’’ se oblige a constituir en forma, terminos y procedimientos previstos en el articulo 37 de la Le 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes garantias: 

I ).- Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias naturatesiunirATlIRA 
siguientes a la fecha de notificacion ^? 

Del fallo y sera por el 100% del monto de los anticipos. Mpto SonOogo 

II) .- Por el cumplimiento de los contratos, esta garantia debera constituirse dentro de los quince dias naturalasffn 

siguientes a la fecha de ^ 

Notificacion del fallo y sera por el 10% del monto total de la obra. 

III) .- Por los vicios ocultos sera por el 10% del monto total de la obra por un periodo de doce meses contados a 
fTartir de la fecha de entrega recepcion de la obra de acuerdo al articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca 

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “El Contratista’’ se obliga a presentar fianza por el 100% del 
monto total recibido, otorgada por institucidn de fianzas debidamente autorizada, a favor de la tesoreria 
municipal del H. Ayuntamiento de: Santiago Jamiitepec misma que sera presentada con antelacion al inicio de 
la obra. 


7021 



del 


Para garantizar el cumplimiento del contrato “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el 10 % 
monto total de la obra cpntratada en los terminos del parrafo anterior. 

^ 

Asi mismo “ EI^ContrAtlfta” previamente a la recepcion de los trabajos por 'f»rt^ite “El Municipio” 
garantizara la obra por un ^ripdo de doce meses y por el 10% del monto total de la obra ^ los terminos del 
articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los 
defectos que resulten de su realizacion por vicios cxjultos y de cxialquier otra responsabilidad eh la que hubiere 
incurrido en su ejecucidn y hasta que “El Contratista ” haya cumplido con todas las obligaciones que se 
deriven de este contrato, dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra.’'' 

.w. AL -^ER 

t^antiogo 

T ... JO juntos CONSTRUIMOS el DESA|ROiiq 

PalaciOLMunicipiB/NGipi Centro, Santiago Jamiitepec, Oaxaca C.P. 71700 

presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx / jamiltepecmunicipio.gbbiV^?0,2j 
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Octava: Ajuste de costos 

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden ecx)n6mico no previstas 
en el contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no ejecutados ^ 
confomne al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo 
procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido en 
articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento 
reduccion correspondientes debera constar por escrito. 



El ajuste de los costos podra llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

, , ' regidurIa 

1. Los precios originates del contrato permanecer^n fijos hasta la terminacion de los trab^s HACIENDA 
contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcent^^g/o. Santiait* 
de indirectos y utilidad originates durante el ejercicio del contrato jonWItep^Cf 

Dtto. JamIfteoeCf 

Para tales efectos la revision ser^ efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la qioox. 2019 • /021 
deber^ acompaiiarse de la documentacion comprobatoria necesaria. 



En caso de existir conceptos no considerados dentro del cat^logo respective, se consideraran como trabajos 
extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y “El Municipio” para el 
pago de los mismos. 

Novena; Modificacion del contrato 

Durante la vigencia del presente contrato este se podra modificar mediante la suscripcion de convenios siem^lNOICATURA 
y cuando estos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado, iWUNJClPAI 
impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Mpio/Santiaao 

Jamiltepec ^ 

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debera efectuarse 
razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dara conocimiento al 6rgano de Conwe j 

Intemo y a la Secretaria de la Contralon'a y Transparencia Gubemamental, dentro de los diez dias habilesj si, 
celebracion. 

D^cima: Representantes de las partes 

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el 
sitio de realizacion de tos mismos, a un profesional o tecnico, el cual debera tener poder amplio para tomar 
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su 
aceptacion, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquiertiempo. 

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Opr^,, Publicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tnai^ir todos los asuntos 
relacionados con los^abajoS o derifados de ellos a la residencia general de supervisidn, queteridfa entre otras, las 
facultades y obligaciones que seAala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes 

.» h- 

- - ... . 

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” por escrito, las 
instruccbnes que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones 
que en este caso ordene'" = 




Mpio. Santiogo 
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Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercerc para realizar trabajos de 
supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las fadlidades, documentos y datos 
necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacibn y aprobacion de los asuntos relacionados con 
los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. 





Las partes convienen que la bitacora de obra formara parte de este contrato 


Dbcima primera: Responsabilidades del Contratista, 


“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la o^SRinURiA 

mnfi\/n Hoi rnnfratn r*i imnlan r'nn lac nnrmac Ho r'oliHaH oefahlo/^iHoe or» lioloHr^ H^ inoi ^ * ^'^ ***^ 


motive del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el fistado de insumos que intervienen a 
propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectire 
satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos di 
misma y de los danos y petjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a. 


Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia senalada en el inciso III).-, de la clauMa* 
Septima de este contrato. 

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos tos materiales que vayan a usarse en la ejecucion dqsf 


los trabajos, ya sea en el sitio de estos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. 


Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debefl 
sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en materia de construccion, 
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estataLo 
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le senate el gobiemo. Las responsabilidades y los danro*2 



Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma parcial o total a favor^ ^° ^^^^^P^S 


cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutadosJS 
cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio”. ^1 

Dbcima segunda: Clausula Penal V/ 

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con el 
prognama de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periodicamente el importe de los 
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en terminos de dicho programa, en la inteligencia de que al 
efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion de los dahos causados y deducira el costo del pago que 
corresponda. 

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos realmente 
ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendra en total el 2% de la 
diferencia de dichos impqrtes muitiplicada por el numero de meses transcurridos desdeja fecha programada para el 
inicio de las actividades d trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revision* por lo tainto, mensualmente 
se hara la retencion o devolucton que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indcstea. 


Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sehaladas, tambien como pena convendonal debera 
io” la cantidad de 0.002% (dos al miliar) sobre el monto total del contrato, por cada dia natural 
nomento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion de “El Municipio”. 
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Independientemente del page de las penas convencionales senaladas en los parrafos anteriores, “El Municipio” 
podra exigir el pago de danos y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquida y cierta, ademas de 
poder exigir el cumplimiento del contrato o nescinditlo. 

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause darlos y perjuicios, bien sea al 
Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratlsta” estara obligado a realizarios en ’temiinos de le' 





D6cima tercera: Suspensidn Temporal 

El Municipio podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por ‘^■^'fWH^CICMDA 
debidamente justificadas, debiendose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no poqSfcTt^Sloo 
prorrogarse 0 ser indefinida. m k 

Para tales efectos “El Municipio” emitir^ un oficio, que debera ser signado de recibido por “El Contratlsta”, 
que se expresen los motivos y justificaebnes de la suspensbn temporal, asi como la fecha prevista para la 
reanudacion de los trabajos. 



El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legates una vez que hayan desaparecido las 
causas que motivaron la suspension temporal. - 


DScima cuarta: Rescision Administnativa de Contrato. 



“El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente confrato de obra publica por contravenirS(>ftlDICATURA 
terminos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacbnados del Estado de Oaxaca.|^y 


Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interes general o podofn^tepe^ 


mutuo consentimiento 


Otto. Jt 
Oo, 


En relacion con lo anterior, “El Municipio” determinaia la rescision administrative, cuando “El Contratlsta” no 

inicie bs trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el prog_ 

ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccidn y no repare o reponga alguna parte de la 
obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre 
oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, 
SAR, etc.) y sin que ello, a juicio de “El Municipio” aea o pueda crear dricultades durante o despues de la 
ejecucion de los trabajos en peijuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto 
de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravenebn a 
bs terminos del presente instrumento. 

Cuando “El Municipio” detemiine rescindir el contrato, dicha rescisbn operara de pleno derecho y sin necesidad 
de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente. 

El Municipio comunicara a “El Contratlsta” la rescision del contrato en forma fehaciente por esciito de acuerdo 
al articulo 58 y 59 de Ley de^pbras Pubibas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin de que este, 
dentro del t^rmino de i0 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en que reciba b notificacion de la 
rescision, exponga b que st.sU derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

Transcunrido el t6rmino referido, “El Municipio”, considerando bs argumentos y pruebas que hubiera hecho valer 
“El Contratlsta”, resolvena ‘ '--- . 



produz 


I res 


Olvera y notricara lo procedente dentro de bs 15 (quince) dias habiles siguientes a que se 
1 . Curaplido lo anterbr, “El Municipio” impondra el pago de las penas convenidas. Jj i 

JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARROLLO>. 5d//b./go, 


MunicipaljS/fj Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 71700 Tel; (954) 82^"O 

^ Jqi i,7v.^/presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx /jamiltepecmunicipio.gotiMihi?' ^tniiWpeCf 

_ .y-t; .>V--. y-v ^___ ■ 0 ) 29 • 2021 







CONTRATO No. MSJ/nSM-DF/467/015/2019 



Santiago 

JAMILTEPEC 

GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del pnocedimiento de nescision del contrato, por parte de “El 
Municipio”, este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo de[\>#^ 
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecenda de “El Contratista”, a / "* 

circunstandada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como establecer un plazo de diez dg 
naturales para la recuperacion del anticipo aun no amortizado, asent^ndose asimismo las causas que motivaroi 
rescision. Dicha acta se levantara ante la presenda de fedatario publico. 

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales, contadoS|%p|^||ni & 
partir de la fecha de.inido del pnocedimiento de rescision, toda la documentadon que “El Municipio” le hub-^”'®^" ^ 



entregado para la realizacion de los trabajos. 



WHACIEHU^ 
Mpio. Scmfcgo 

En los casos de resdsion previstos en forma enundativa y no limitative en esta dausula relative a sandones W;f 
incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquella procedera a hMr 
efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajol* 
ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha resdsion, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo,-?i 
que debera efectuanse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de^ 
rescision. En dicho finiquito deber^ preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relatiyoJ 
la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. 

D^cima quinta: Recepcion de obra 

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la condusion de los trabajos que le fueron encomendado^^H-PI^ATURA 
que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de los mismos conforme a las condicidljy^NICIPAL 
establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de los trabajos “El Municipio” contara con un plazO^fi^* ^ontiago 
diez dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entreo^-^’^^^^P^ 
recepcion correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad JamHtet 

Oax.. 

La entrega recepdon de la obra no exime al contratista de la responsabilidad por defectos o vicios ocultos que 
tenga la misma, en los terminos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de celebrarse l a entrega se 
debera exhibir fianza que garantice los vidos ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia de doce meses. 

ftecibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del t6rmino estipulado en el contrato, el 
finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los creditos a favor o en contra que resulten para cada uno 
de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposiddn de “El Contratista” el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento a la consignacidn respectiva, o bien solicitara el reintegro de los importes resultantes; 
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrative que de por extinguidos los derechos y 
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 



O^cima sexta: Discrepancies 




En el supuesto de que dyrante'ja ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepandas de caracter tecnico 
y administrativo, sobre, (oi^espectos que mas adelante se senalan de manera especifica y limitative, las partes 
convienen en que los fep^entantes designados por cada una de ellas en la clausula decima se notifiquen por 
escrito la discrepancia, ihdtoando de manera expresa en que consiste, para que inicie un procedimiento de 
aclaraciones al dia siguier^ Oe recibida la notificacion y en un termino no mayor a 10 (diez) dias habiies se pr— 
llegari^de comun acuerdo a la mejor solucion para las partes. ' F ' 



/i'?. 




v?pio- 
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La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta 
conrespondiente, que sera suscrita por sus representantes, recxjnociendo desde ahora total validez a dicho 
acuerdo. 


En el supuesto de que en el termino establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningun acuerdo que 
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes. 

D^cima s^ptima: Legislacion 

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obna objeto de este contrato a todas y cada 
una de las clausulas que lo integran, asi como a los terminos, lineamtentos, procedimientos y requisitos que 
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas normas y 
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. 

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil y el Codigo 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. 


D^cima octava: Jurisdiccion y tribunates competentes. 


Las partes convienen que todo lo no previsto en el presente contrato, lo resolveran de comun acuerdo y 
conforme a los intereses que cada uno representa y en caso de controversia en su interpretacion y 
cumplimiento, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunates del fuero comun, con 
residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuero que 
pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o future o por cualquier otra causa. 

Enteradas las partes del contpnido y alcances legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no 
ha existido error, lesion, dolq/mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para 
lo firman al calce y margen,.^en el Mujiicipio de Santiago Jamiltepec, distrito de Jamiltepec erji le 

Oaxaca, a los 14 dias del mes de Septiembre del dos mil diecinueve. 


Por “El Municipio” 
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